H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC 


TRIENIO 2022-2024 ue) Jamiltepec HACIENDA 
a Mpio. Santiago 
Jamiltepec, 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EMPRESA - MUNICIPIO Dtto. Jamiltepec, On; 
2022-2024 


EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 
10:00 HRS. DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL CONTRATISTA: MATERIALES Y 
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A DE C.V., REPRESENTADO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, C. DANIEL DE JESUS CAMPOS MOLINA; E 
INTEGRANTES DE H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, LOS C.C. CECILIA RIVAS MARQUEZ, PROF. HABACUC LOPEZ VASQUEZ, PROFA. LETICIA 
GUIDELFA SALINAS CALDERON, FELIX ROBERTO CARBAJAL DIAZ, LIC. JOSE MANUEL MARTINEZ BAUTISTA; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - 
RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCION : “3% GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS”. 


UBICACIÓN : 

ESTADO: 020 OAXACA 

REGIÓN, 02 COSTA 

MICROREGIÓN: 027 COSTA 

DISTRITO : 21 SANTIAGO JAMILTEPC ELÁ 

MUNICIPIO ; 467 SANTIAGO JAMILTEPEC | 

LOCALIDAD : 001 SANTIAGO JAMILTEPEC | 

DATOS GENERALES: ! | 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: — FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 

FONDO !ll.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

RUBRO: TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-DF) 2023 SINDICATURA 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: — REG.OBRAS/MSJ/467/01/2023 MUNICIPAL | 
Mpio Sentic:0 t 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: REG.OBRAS/MSJ/487/01/2023 CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES 


Jamiltepe:. | 


Cax 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS , EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE Dito. Jamilte y 
SE REALICEN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. OK d 


33201 SERVICIO DE DISEÑO, 
PARTIDA ESPECIFICA: ARQUITECTURA, INGENIERIA Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO » 

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 20/03/2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 30/10/2023 

FECHA DE INICIO REAL: 20/03/2023 FECHA DE CONCLUSIÓN 30/10/2023 

METAS ALCANZADAS 19 PROYECTOS BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES 


VIVIENDAS 


4873 5514 


$1,135,381.56 $1,135,381.56 


$0.00 


$1,135,381.56 $1,135,381.56 


Á 7 

v VBRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
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Jamiltepec, 
Dto. Jamiltepec, Oax 


2022-2024 


H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC 


SOFEMEGA TRIENIO 2022 — 2024 Mes Júñiltepec 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2022-2024 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EMPRESA - MUNICIPIO 
LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS DE INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS. 


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE 
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU 
INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 


RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN 


CONTRATISTA: MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A DE C.V 
NOMBRE: C. DANIEL DE JESUS CAMPOS MOLINA 
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO 
R.F.C: * MMC2208158H4 
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